﻿ R O M Â N I A CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL HOTARÂREA NR 125 din 25 iunie 2014 privind aprobarea prelungirii contractului de lucrări, inclusiv a duratei de execuție, la obiectivul: ”Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou la Muzeul Țării Crișurilor Oradea, str Armatei Române nr 1/A, jud Bihor” Având în vedere Expunerea de motive nr 8520 din 24 06 2014 a Președintelui Consiliului Județean Bihor prin care se propune adoptarea prezentei hotărâri, Ţinând cont de Raportul de specialitate nr 8521 din 24 06 2014 întocmit de Direcţia tehnică precum și Raportul de avizare al Comisiei de Organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr 8562 din 25 06 2014, Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului nr 8559 din 25 06 2014 și Raportul de avizare al Comisiei Juridică, de dezvoltare regională și cooperare transfrontalieră nr 8586 din 25 06 2014; În conformitate cu prevederile art 91 alin (3), lit a) din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale art 45 din Legea nr 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art 97 alin (1) din Legea nr 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR H O T Ă R Ă Ş T E : (26 ”pentru”, 7 ”abțineri”) Art 1 Se aprobă prelungirea duratei contractului de lucrări la obiectivul de investiții: ”Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou la Muzeul Țării Crișurilor Oradea, str Armatei Române nr 1/A, jud Bihor” Art 2 Termenul de finalizare a lucrărilor va fi de 12 luni de la data încheierii actului adițional de prelungire a contractului de lucrări Art 3 Se mandatează conducerea Consiliului Județean Bihor să dispună toate măsurile necesare pentru continuarea lucrărilor pe șantier (de către executantul Asocierea formată din S C Selina S R L Oradea și S C VEGA 93 S R L Galați) și finalizarea acestui obiectiv de investiții în termenul precizat la art 2, inclusiv prin încheierea unor acte adiționale în acest sens Art 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică și Direcția Economică Art 4 Prezenta hotărâre se comunică cu: -Instituţia Prefectului- Judeţul Bihor; -Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor; -Direcţia Tehnică; -Direcţia Generală Economică; -Compartimentul Relaţii cu Consilierii PREȘEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ: Cornel PopaSECRETAR AL JUDEȚULUI, Carmen Soltănel 5 ex 